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विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीमध्ये दोन 
उदवाहने बसविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
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इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक पोआ/ 
कक्ष-८(०३)/शा.१२९/ २०२०, दिनांक १६.१०.२०२०. 
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पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीमध्ये दोन उदवाहने 
बसविण्याकरिता एकूण रु.५४,९८,२७४/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उप अभियंता, शहर विद्युत (सा.बां) उप विभाग, मुंबई, यांनी सन २०१९- 
२० च्या दरसूचीनुसार तयार केळे असून ते कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई, विद्युत (सा. बां) विभाग, 
मुंबई, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


३. तसेच, उक्त खर्चाचे अंदाजास मुख्य अभियंता (विद्युत), सा. बां. विभाग, मुंबई, यांनी तांत्रिक 
सहमती प्रदान केली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीमध्ये दोन उदवाहने 
बसविण्याकरिता एकूण रु.५४,९८,२७४/- (रुपये चोपन्न लक्ष, अठ्याण्णव हजार, दोनशे चौ-याहत्तर 
फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पारपत्र 
पडताळणी निधीमधून भागविण्यात यावा. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२०/ प्र.क्र.१८७/ पोल-७ 


६. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२८१६५४३४७४२९ असा आहे. हे ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 


प्रत - 

) मुख्य अभियंता (विद्युत), सा. बां. विभाग, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई, विद्युत (सा. बां) विभाग, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 

) 

) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थ.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोल-७. 
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